ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾಸ. ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 988 
ಮಾಸ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ ವಲ್ಯಾಪುರ್‌ (ವಿಧಾಸ ಸಭೆಯಿಂದ 

p ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಬಿಸಾಂಕ : 20-09-2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು 

ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರು 
: ವ 
ಹ ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ 
Fe) ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆಯಪ್ಪ 


ಕಳೆದ ೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; 
ly (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು। 
;'ಆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ | 
i ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ . ಅಸುದಾನವೆಷ್ಟು: 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ 
ಗುಡು. 


ಧವನ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು); 
| ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇಸು? 


: ಇ) 


ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಏಜಿನ್ಬಿಗಳಿಗೆ | 


TOR 190 TOV 2027 


ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ, 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | 


| ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


"ಸಿದಿಗ್‌ 
ಪ್ರವಾಸೋಡ್ಯಮ ಹಾಗೂ 
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರು 


| ಅನುಬಂಧ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:988 


, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯ 


ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರು 


ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ; ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ಪ ್ರೈಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
ಕ್ರ ಮಂಜೂರಾ | ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ . 
ಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ದ ವರ್ಷ | ಮೊತ | ಅನುಷ್ಠಾನಸಂಸ್ಥೆ [_ — ಷರಾ 
ನ್‌ 2018-19 | 2019-20 | 2020-2 2021-2೦ 
Wi ix Im 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆ 
ಕಲಖರೆಗಿ.ಈಪ್ಹಾಕು TT 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ » ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌/ಕೆ.ಆರ್‌. 
1 |ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 2018-19 | 25.00 ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 0.00 0.00 0.00 |ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವ್ಯ ದಿ (2018- ಬೆಂಗಳೂರು 
19) (ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ) _ 
ಕಲಬುರಗ ಹಪ್ಲ್‌ ನಮನ I T N 
ಕನ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗಾಮದ 6 ಐಡಿಎಲ್‌ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ತಾಲ್ಲೂ ತೆ: ; 
2 ಓ 4 K 2019-20 | 30.00 |” ಐಡಿಎ 0.00 | 10.00 | 000 0.00 [ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ  ದೇವಸಾನದ್‌ ಬಳಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ಎ 
ವೆ ಥ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (2019-20) | ~ 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಾಜಾಮರದ ಶೀ | 
ಮಕೃಷ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅರಮನಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ . 
ರಾ ಸ €ಕಾನಂ [2] ಕೆಆರ್‌ ಲ್‌, 
3 ೪" ¥ 2019-20 | 30.00 |” ಐಡಿಎ 0.00 | 1000 | 000 0.00 [ನೀಡಲಾಗಿದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಂಗಳೂರು [2 
ಇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. 
(2019-20) ೮ 
1 —l 
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ಕ. ಮಂಜೂರಾ ಅಂದಾ y ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
ಸ ನೆಗಳ ರ ಸಃ ರಾ 
3 ಯೋಜ; ವಿವ ae Me ಅನುಷ್ಠಾನ ಥಂಸ್ಸೆ — ಷ 
| | ಕ “| 20is-ts | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿವ।' y 
ಬಿದ್ಧಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶೀ Ns ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
4 [ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ, ಮಠದ ಬಳಿ[9019-20| 50.00 ’ 1.0.00 17.00. | 0.00 0.00 |ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
- |ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ" ಮೂಲಭೂತ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.ಕಾಮಗಾರಿ (09-20) pr k 
[MR 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ - 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗತ್‌ ಗ್ರಾಮದ JT . |ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
5 [ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 'ಬಳಿ| 2019-20 | 50.00 ಮ 0.00 17:00 0.00 0.00 |ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
- - ಬೆಂಗಳೂರು ಘಿ ಎ ್ಸ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ R ಪಾರಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20) Ck 
ಾ ರ್‌ _ ES RE —] 
ಸೇಡರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು p 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಜಿಲ್ಲಾರಿಕಾಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ 
ಗಳು 
ಹಾಲಪ್ಪಯ್ಗ ವಿರಕ್ಷ ಮಠ ಬಳಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಗ Ra &is 2018-19 | 100.00 ಕಲಬುರಗಿ/ 50.00 0.00 0.00 0.00 ನ ಸಿವ ಸನ 
: ನಕರ ಅಲಿಷ್ಯಲ್ಲಿ2018ವ!) ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ. ಡಿ.ಎಲ್‌ :|ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆದೆ. $ 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪು ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕಿದೆ. 
L 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ES. ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಜನಪ 
ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ಷರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತಿರ ಳ್‌ 
7 ್‌ ೨ ಇ =" [2018-19| 15.00 ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 | 0.00 0.00 0.00 |ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆರ್‌.ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2013-19) N ಟಿಂಗಳೂರು ಸಟೇ 2 A 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರಾರಿಭಿಸ ದ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ: "ಸಿಸನೂರು. ಗ್ರಾಮದ ಇಟಿ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಗೆಗೆ ಅನುದಾನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಬಿವೃದ್ಧಿ ® 
8 ಭಾ *° [2018-19 | 2563.00 |ಬೆಂಗಳೂರು/ಜಿಲ್ಲಾದಿಳ 500.00 | 0.00 0.00 0.00 |ಬಿಡುಗಡೆ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.' ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ p ಬರಗು id : ಮ § 
ಕಲಾವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (2018- ಪುತ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ; 
19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು p | 
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- P 
ಕ. - ಮ ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ , 
3 ಯೋಜನೆಗಳೆ ಖಿವರ Mn ಮತ | ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಷರಾ 
ಸಂ. § = 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 
Ha _ | 
ಫು K 
ಹ —l 1 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಅಲ್ಲೂಕಿನ | $.ಟಿ.ವ.ಎಲ್‌/ಳೆ ಅರ್‌ 
.ಟಿ.ಐ.ಎ .ಆರ್‌. 
ಚನ್ನೂರು ಗಬ್ವHಮದಲ್ಲಿರುವ ದೌವಲ ಮಲಿಕ - [ರೂಘ ಹಂತದ ಸಾಮಗಾರಿ 
9 ಸ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ “" [2018-19] 2500 | ಡಿಎಲ್‌ 2500 | 00 | 00 | 00 [ದ 
ದರ್ಗಾ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಲಬುರಗಿ .ಜಿಲ್ಲೆಂತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ೪ ಲ್‌/ಕೆ.ಆರ್‌ 
.ಟಿ.ಐ.ಎ ಆರ್‌. . 
ಮದರಿ ಮದಲ್ಲಿರುವ ನೇವಲಿ _ 
i0 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಜಾನೇ 2018-19 | 25.00 |. ಐಡಿಎಲ್‌ 25.00 |} 000 | 000:| 0.0೦: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದರ್ಗಾ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
_ * ? ಬೆಂಗಳೂರು 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ 'ಶೀ ' 
೪ ಗಿ ಎ NS 
ಸಿದ್ಧಬಸೆವೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 
ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) ಬಂಡವಾಳ _ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌/ಕೆ.ಆರ್‌. K ರೂಘ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
i} ವೆಚ್ಚಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ | 2018-19| 25.00 ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25,00 0.00 0.00 0.00 ಪಗಕಿಯಲಿದೆ. 
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ 
ಗ್ರಾಮದಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ § 
ಸಿದ್ದಬಸಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 
ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ § 
ತಡಕಲ್‌ - ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌/ಕೆ.ಆರ್‌, R 000 | 000 | 00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಣೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ 
12 [ಮಲ್ಲಿ ದೆ . .ಡಿ. . KR . N 
)ಕಾರ್ಜುನ ವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 2018-19| 25.00 ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 0 ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) ಬೆಂಗಳೂರು 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
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—— - - KA 
ಕ. ಮಂಜೂರಾ | ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
ಹ್‌ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ | ಷರಾ 
ಸಂ. - `ದ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ 9 9 
- 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 
— —l [MN 
’ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು,,] ' | 
'ಮಾಡ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ- i . 
ಮಲ್ಲೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು 
ಇ 9 1 ' ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . RNR NW 
13 |ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ' ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ' [2019-20 100.00 ಬೆಂಗಳೂರು 0.00 30.00 0,00 0.00 ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಹಾಗೂ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ _ 
(2019-20) . - 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ - ' 
- 1|ಹೆಬಲಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
14 ಲ Ke ೧ 2019-20 | 100.00 | ಇಚಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 0.00 | 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ p ಇಲಾಬೆ - 
'|ಸೌಕೆರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ (2019-20) 
Hl —— 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1 , ' " ಮೋದನೆ "- 
ವಾಫ್ನರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ pu ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
15 [ಡೀವಸ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ| 2019-20| ೨೦೦೦ ಬೆಂಗಳೂರು 0.00 17.00 0.00 000 ಡಲಾಗಿದೆ. 
(2019-20) . - 1 
ON I 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ _ - . R 
) ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಬೆಸಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
16 [ಯಳೆಸಂಗಿಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ[ 42] 2500 ರಡಿ 000 | 10.0 | 000 | 000 | 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತಿರ ಯಾತಿನಿವಾಸ ಬೆಂಗಳೂರು "  |ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (2019-20) _ . A [ — 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
. .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. - | KE ' 
17 |ಅಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಬಹ.ಕುಮೌರಿ[$2)| 25.0013 | 00 | 1000.| 0.00.| 0.0೦ ಬರಬೇಕಿದೆ. - ನಿವೇಶನ 
ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ವಿರ್ಮಾಣ ಬೆಂಗಳೂರು - ಹಸಾ ೦ತರವಾಣಿರುವುದಿಲ 
(2019-20) ಸ್ಪಾ ವುಲಲ್ಲ. 
———l 
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[ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಮೊತ್ತ 


ಇನೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


' ಮಂಜೂರಾ | ಅಂದಾಜು y 


2018-19 


2019-2೦ 


2020-2; 


k ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 


2021-22 


(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) 


ಷರಾ 


ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
p 25.00 0.00 | 10.00 0.00 0.00 ಎ 
ಶಿವಲಿರಗೇಶ್ನರ  ವಿರಕ್ರುಠ ಇಲ್ಲಿ ?01920| ಬೆಂಗಳೂರು  |ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿವೇಶನ 
ಯಾತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (2019-20) ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
} PE 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳ೦ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | - ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ | 
ಸುಂಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಳಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ i ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
44 } 25.00 0.00 | 10.00 0.00 0.00 6 
ಮಹಾರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಹತ್ತಿರ[?91920| ಚೆಂಗಳೊರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿವೇಶನ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (2019-20) ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


A 


ಕಲಬುರಗಿ . ಜಲ್ಲೆ, ಚೆಂಚೋಳಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ 

ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶೀ ಲಕ್ಷೀದೇವಸ್ನಾನದ 
೧ ಬಹಿ [ 


2 ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
(2019-20) 

ವ 


2019-20 


ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌, 


ಬೆಂಗಳೂರು 0.90: 


21 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಅಘಜಲಪಹೂರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ 
ದತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮ ಬಳಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆರ್‌:ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌, 
ಶೌಚಾಲಯ, ಆಸನ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ 


ವ್ಯವಸ್ಥೆ) (2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


2018-19 


ಫೆಟಿಐಎಲ್‌/ 


ಲೋ.ಇ ಕಲಬುರಗಿ 19009, 


30.00 


0.00 


0.00 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿದೆ 
ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು - ಕೇಂದ್ರ. ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ 
ಬರಯಲಾಗಿದೆ 


| 


0.00 


0.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20) 


ಮಂಜೂರಾ 


[ತ "ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


24 


[| 


ಒಟ್ಟು 3663.00 

ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆ / 

ESE TE 

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, . ಯಾದಗಿರಿ 

ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ . ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 

ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ --ನಿರ್ಮಾಣ. (2018-19). “ ಕೆಟಿಐಎಲ್‌/ 


ಬದಲಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ 
ಮೈಲಾರಟಂಗೇಶ್ವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ 
ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 


2018-19 


100.00 


ಲೋ.ಇ ಯಾದಗಿರಿ 100-00 


0,00 


ಅಂದಾಜು 
ಸಂ. ದ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ್ಥ ತಳು 
ಜಃ 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಘಫಜಲಪೂರದ ಶ್ರೀ 
ಗುರು ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿಮಾಚಾಂರ್ಯರ ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌, 
22 ಧಃ _ 50.00 4 / 0.00 16.00 0.00 0.00 ವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
ಸಂಸ್ಥಾನ "ಹಿರೇಮಠದ ಬಳಿ 201920 ಬೆಂಗಳೂರು | ಛಾ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (2019-20) 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ _ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ 
ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಮಾನಕ್ಕೆ BSNS ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
23 |ಯಾತಿನಿವಾಸ, ಹೈ-ಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ 2919-20 | 100.00 |. | 0.00 33.00 0.00 0.00 ನೀದಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಸ: ಬಳೂರು ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ " ಸಣ್‌ K 


0.00: | 0.00 
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ರಸ್ತೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 


ಹಾಗೂ .ಚರಂಡಿ' ಕಾಮಗಾರಿ -: 
ಉದ್ಯಾನವನದ 


Nf 


4 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


| 
`ಈ ಅಂದಾ: ಚಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
5 ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ನಂ ಜು | ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸಿ ಷೆರಾ. 
ಸಂ. pe ದ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಠ್‌ ಘಿ T— 
ನ್‌ 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-2೦ 
Bes NESE SREY eX SS —— 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ 
8ನ ಸಣ್ಣ ಳೆ 
Ha ಗ ನ bo ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌/ಕೆ.ಆರ್‌. P ಜಂಗಲ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 
ಹಾ 
25 ಸ ಸ i ಮ 2018-19 | 50.00 ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5000 | 000 | ೦0೦ | 000 |ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಪ್ರವಾಗಿ ಲೂ ಲಭ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-19) ಬಂಡವಾಳ ೮ py 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ CN, 
26. ಮೃಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ! 2019-20 | 15.00 ego | 500 0.00. |: 0.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
(2019-20) ' 
ಎಸ 
ಮು . 
ಯಾದಗಿರ ಅಲ್ಲಮ ಸುರವರ 1 re ರ್‌ ಕಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗಾಮದ ಶೀ 
§ Re ki i ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌, ನ 
27 |ಕಂಠೀ ಕೋರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠಬ [2019-20 100.00 EE 0.00 30.00 0.00 0.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ | 
(2019-20) SR 
SS ES FF 
ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ - § - ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
28 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲ |2015-19| 100.00 | ನವ್‌! | 00೦ | 5000 | 5000 |. 000 [ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
N ಬಿ. 
ಸೌಕರ್ಯ , (2018-19) ಬಂಡವಾಳ 4 ''ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ವೆಚ್ಚೆಗಳು K 
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29 


30 


31 


32 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ರುಮಿಠಕಲ್‌ " 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ 1) ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌, 
2) ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶೌಚಾಲಯ, 3) ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕ 4) ಡಾರ್ಮಿಟರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ -ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(2018-19) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು \ 


ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಗುರುಮಿರಳಲ್‌ | 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಟೇತ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ; 
ನಜರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಬೆ ದಬೆ 
ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2018-15). ಬಂಡವಾಳ? 
ವೆಚ್ಚಗಳು 4 


| SS 


ಗುರುಮಿಠಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ಕಂದಕೂರು 
ಕೊಂಡಮ್ಮಾಯಿ ಬೆಟ್ಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2018-19) 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು - 


ವಡಗೇರಾ! ತಂತ 


ಡಿ.ಎಲ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌!ಕೆ.ಆರ್‌, 


2018-19 | 50.00 ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 0.00 
ಬೆಂಗಳೂರು 
100.00 | ,5ವನಲ್‌! 50.00 | 0.00 


ಲೋ.ಇ ಯಾದಗಿರಿ 


0.00 


0.00 . 


0.00 


- —— 
ಮಂಜೂರಾ | ಅಂದಾಜು -  ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
_ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ |." ಷರಾ 
ದ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ° ? ———— 
‘ - 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2೦24-22 
_ 
ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಾಮಬಾರಿಯು ರೂಘ್‌ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ. } ಲೆವೆಲ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ 
2018-19 | 50.00 ಆರ್‌.ಬಿ i000 | 000 | 0.00 ೧ಅದಲ್ಲರುತ್ತ 


ನೀರು & ಶೌಚಾಲಯದ "ಕಾಮಗಾರಿ" 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ. 
ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ PWD ಣೆ 
ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ  ಗರಾಮದ]_ K ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ 

ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 2019-20 |- 25.00 ಬೌಂಗಳೂರು 0.00 10.00 0.00 0.00 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂರ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20) : 
———— 

ಹಿಟ್ಟು 590.00 ' 235.00 | 95.00 |' 50.00 “0.00 
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